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Herbestrating fiets- en voetpad Zilvermeeuw en Waterhoen 

Op maandag 23 november start aannemingscombinatie C-Infra B.V. en A&M Wegenbouw B.V. in op¬ 
dracht van de gemeente met de herbestrating van het voet- en het fietspad aan de Zilvermeeuw en 
Waterhoen. 


Wat gaat er gebeuren in 4 fasen? 

Het voet- en fietspad in de Zilvermeeuw en Waterhoen wordt opnieuw bestraat. Het werk start 23 no¬ 
vember en wordt gefaseerd uitgevoerd. In de hieraan voorafgaande week zijn er voorbereidende 

werkzaamheden (zoals terreininrichting). 

• De eerste fase start tussen de oversteek Zilvermeeuw en de oversteek Waterhoen. Deze werkzaam¬ 
heden zullen voor het eind van dit jaar afgerond zijn. 

• De tweede fase, het gedeelte tussen de Zilvermeeuw en de aansluiting ter hoogte van de Liesbos¬ 
weg start begin januari 2016. 

• Medio februari 2016 begint het werk in het gedeelte tussen de Waterhoen en de Wielewaal {fase3). 

• De laatste fase (4) betreft het deel tussen de Wielewaal en de Kwikstaart. Naar verwachting zijn 
de werkzaamheden medio april afgerond. 

Uiteraard is de voortgang van de werkzaamheden afhankelijk van de weersomstandigheden. 

Voor de voetgangers treffen we voorzieningen om de huizen bereikbaar te houden en voor de fietsers 

is er een omleidingroute aangegeven. 
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